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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 551 

17 Αυγούστου 2012 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Ο Δήμος Πύργου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑ¬ 
ΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟ¬ 
ΜΩΝ ΠΕΡΙΞ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 5ου ΔΗΜΟΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & 9ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» 
προϋπολογισμού δαπάνης με ΦΠΑ 263.000,00 €. 

Το έργο αφορά ολοκλήρωση ενός τμήματος του οδι¬ 
κού άξονα που ξεκινά από τον είσοδο του κεντρικού 
κόμβου - οδικής αρτηρίας Λαμπετίου μήκους 41,20μ και 
μετά καταλήγει σε πεζόδρομο μήκους 90,00μ περίπου 
μπροστά από τα δύο εκπαιδευτικά κέντρα: 5ο ΔΗΜ. 
ΣΧΟΛΕΙΟ & 9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ. 

Το έργο συντίθεται από δυο κατηγορία εργασιών με 
αντίστοιχο προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ προϋπολογισμού 163.208,76€ και 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ προϋπολογισμού 46.391,29€ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. είναι: 
263.000,00 € 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος δημοσίων επενδύσεων και είναι ενταγμένο 
στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 

Η υποβολή προσφορών θα γίνει με το σύστημα: επι- 
μέρους ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 του Ν. 3669/2008 
της ΚΔΕ). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β' 
για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Οδηγιών 2004/18 και 2004/17. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 04/09/2012 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα 
του Φορέα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ΔΕ Εγ¬ 
γεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων (Μ.Ε.Ε.Π.) που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω έως 1η τάξη 
(ανεξαρτήτως έδρας)ή έως 2ης τάξης (με έδρα το Νομό 
ή ως δεύτερο δηλωθέντα Νομό) για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην Α1 τάξη και άνω έως 1η τάξη έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 


Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 της 18/06/2008 ΦΕΚ 
116 περί: Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας 
κατασκευής των δημοσίων έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 4.192,00€. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 
δέκα (10) μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του δια¬ 
γωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΤΡΕΙΣ (3) 
μήνες. 

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για συμπλήρωση 
καθώς και τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα 
γραφεία του Φορέα μέχρι την προηγούμενη Πέμπτη πριν 
την ημέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται 
το αργότερα εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2621362655- 
6 (αρμόδιοι Ράλλης Γεώργιος, Τσίκας Άγγελος) της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας Δήμου Πύργου τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Πύργος, 9 Αυγούστου 2012 
Ο Δήμαρχος 

ΜΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

Αριθμ. Διακ. 27184/8-8-2012 

Ο Δήμος Δυτικής Αχάΐας διενεργεί δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με 
τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗ¬ 
ΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ». 

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 83.800,00 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η ημερομηνία δημοσίευσης 
της προκήρυξης στον ελληνικό τύπο είναι: 14/08/2012 και 
η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 
η 19η Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 10:00. Οι γενικοί και 
ειδικοί όροι συμμετοχής περιγράφονται αναλυτικά στο 
τεύχος Διακήρυξης (νννννν.άίπιοεάγηηαΙοη.ρον.ρΓ). 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής ανέρχονται στο ποσόν των 
τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα (4.190,00€) ΕΥΡΩ. 
Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προφορά είναι 
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έξι (6) μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφο¬ 
ρές. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς 
πόρους. Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα προβλε- 
πόμενα στο τεύχος διακήρυξης. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίνονται στο τηλ.: 26933-60100/60134, ΡΑΧ: 26930- 
23577, Σοφία Κούφη (ο-πιαίΙ: εοίί3.Ι<ουίί@άίπΊθ5άγπΐ3ίοη. 
ρον.ρή, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δήμο Δυτικής Αχάί- 
ας, Πλατεία Δημοκρατίας 1 - Κάτω Αχάία, ΤΚ 25 200 και 
Κώστας Μαχαίρας (^οδίαευτηαχϊαΐάίπιοεάνπιαίοη.ρον.ρΐ'), 
Πλατεία Δημοκρατίας 1 - Κάτω Αχάία, ΤΚ. 25200. 

Κάτω Αχάία, 10 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

Αριθμ. 23772 

1. Ο Δήμος Σάμου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΑΜΠΑΚΙΚΩΝ & Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ», 
με προϋπολογισμό 940.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση 
και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατη¬ 
γορίες εργασιών: 


Α/Α 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1 

Χωματουργικά - Καθαιρέσεις - 
Αποκαταστάσεις 

117.756,40 

2 

Σκυροδέματα - Οπλισμοί - Ξυλότυποι 

176.866,95 

3 

Σωληνώσεις - Δίκτυα 

135.949,50 

4 

Μεταλλικά στοιχεία - Φρεάτια 

54.186,45 

5 

Επιστρώσεις 

18.516,00 

6 

Οδοστρωσία 

13.902,60 

7 

Ασφαλτικά 

39.121,95 


Άθροισμα δαπανών εργασιών 

556.299,85 


Γενικά Έξοδα & Όφελος εργολάβου (18%) 

100.133,97 


Άθροισμα (1) 

656.433,82 


Απρόβλεπτα (15%) 

98.465,07 


Άθροισμα (2) 

754.898,90 


Άσφαλτος απολογιστικά + Γ.Ε. & Ο.Ε. 

16.710,00 


Άθροισμα (3) 

771.608,90 


Αναθεώρηση 

38.735,93 


Άθροισμα (4) 

810.344,83 


Φ.Π.Α. 16% 

129.655,17 


ΣΥΝΟΛΟ 

940.000,00 


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) καταβάλλοντος τη δαπάνη αναπα¬ 
ραγωγής τους, που ανέρχεται σε εκατό (100,0) ΕΥΡΩ, 
εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή με δική τους 
δαπάνη και επιμέλεια, από την Τεχνική Υπηρεσία του 


Δήμου Σάμου, οδός Δερβενακίων και Αλέξη Αλέξη, Σά¬ 
μος 831 00, μέχρι τις 13.09.2012. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφω¬ 
να της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Σάμου: 22733 53523 
και 22733 53527, ίαχ επικοινωνίας: 22733 53538. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο του 
Δήμου Σάμου, Πλατεία Δημαρχείου, Σάμος 831 00, στις 
18 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της 
υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ 
ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν: 

1) Για έδρα ΕΝΤΟΣ Νομού Σάμου, στην 1η έως 3η τάξη 
για έργα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α1 έως 2η τάξη 
για έργα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

2) Γ ια έδρα ΕΚΤΟΣ Νομού Σάμου, στη Ιηπ έως 3η τάξη 
για έργα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και ΑΙ έως Ιπ τάξη 
για έργα στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων, 
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5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.432,18 ΕΥΡΩ και 
ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών από την 
ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 
τις 17 Απριλίου 2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

6. Η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του συμβα¬ 
τικού αντικειμένου του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσ¬ 
σερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 
2012ΕΠ08880006) και συγχρηματοδοτείται από το Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου 2007-2013. 

8. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο βάσει του άρθρου 25 του Ν. 3614/07, όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το άρθρο 242 του Ν. 4072/2012. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σάμου. 

Σάμος, 13 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΘΑΝΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 

Αριθμ. 17194 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ, προκηρύσσει ανοικτό 
διαγωνισμό με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων 
προσφορών ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες 
επί τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού 
έκαστου δρομολογίου, για την παροχή υπηρεσιών «Με¬ 
ταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Πύλου - Νέστορος για το σχολικό 
έτος 2012 - 2013» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 
225.701,12 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά¬ 
στημα που βρίσκεται στην Πύλο, πλατεία Νέστορα, την 
28/8/2012. ημέρα Τρίτη. 

Ώρα λήξης της παραλαβής προσφορών: 10.00 π.μ. 

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύ¬ 
ηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων ή για το 
μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά. 

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών ορίζεται από την 
υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την περαίωση του 
έργου της μεταφοράς των μαθητών, για το σχολικό 
έτος 2012 - 2013. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του δι¬ 
αγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
από το γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύ¬ 
λου - Νέστορος. Αρμόδιος Κωνσταντίνος Βέργος, Διεύ¬ 
θυνση πλατεία Νέστορα, Πύλος, Τ.Κ. 24001, Τηλέφωνο 
2723028307. 

Πύλος, 9 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ 


(5) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Αριθμ. 15709 

1. Ο Δήμος Αρταίων προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΚΑΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥ¬ 
ΗΣ Τ.Κ. ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 
110.700.00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ. Το έργο ανήκει στην κατηγο¬ 
ρία ΠΡΑΣΙΝΟΥ, με προϋπολογισμό 85.776,37 € (δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα). Το έργο είναι συγ- 
χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. με ποσοστό 79,37% και 
ποσοστό εθνικής συμμετοχής 20,63%. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Γραμ- 
ματεία ΤΥΔ Δήμου Αρταίων. Περιφ. οδός και Αυξεντίου 
- Αρτα, μέχρι και την 6/9/2012. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. Πληροφορίες στο τη¬ 
λέφωνο 26813-662247, ΡΑΧ επικοινωνίας 26813-62254, 
αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ελένη Τζίμα, 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Σεπτεμβρίου 
2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π,μ. και το σύστημα 
υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά’ 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.ΓΔ.Ε, του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
εφόσον ανήκουν στην, Α1, Α2 και 1η Τάξης, για έργα κατη¬ 
γορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ, στελεχωμένες με Δασολόγο - Δασοπόνο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

β. Εργολήπτες κάτοχοι Ε.Δ.Δ.Ε. Υπουργείου Γεωργίας 
Β', V και Δ' τάξης, 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

ε. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώ¬ 
σεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό 
τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο 
ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο 
κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας 

στ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επι- 
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χειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων καί 
εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια 
κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολή ύψους 1.716,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ήμερα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6 Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Επι¬ 
χειρησιακού Προγράμματος «Μέτρο 226 Αποκατάσταση 
Δασοκομικού Δυναμικού και εισαγωγή Δράσεων πρόλη¬ 
ψης, Δράση 3Έργα Αναδάσωσης - ορεινά αντιπλημμυ- 
ρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων 
εκτάσεων, του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξης τής 
Ελλάδας 2007-2013 (Π.Α.Α.), Συγχρηματοδότηση ΕΓΤΑΑ 
και Ελληνικού Δημοσίου» με το ποσόν των 110.700,00 €. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Άρτα, 8 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 

Αριθμ. 21598 

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ, προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανά¬ 
δειξη ενός ή περισσοτέρων αναδοχών, για την παροχή 
των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχημάτων 
του Δήμου Θηβαίων, προϋπολογισμού εκατόν ενενήντα 
εννέα χιλιάδων, πεντακοσίων ευρώ (199.500,00 €) συν 
Φ.Π.Α. 23%, συνολικός προϋπολογισμός 245.385,00 €, 
σύμφωνα με την από 13-7-2012 μελέτη της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Θηβαίων και για χρονικό διά¬ 
στημα ενός (1) έτους. 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμη¬ 
λότερη προσφορά για την τιμή εργατοώρας για παροχή 
υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης. Ο κάθε υποψήφι¬ 
ος ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να δεσμευθεί με 
την οικονομική του προσφορά για την έκπτωση επί τοις 
εκατό (%) σε ευρώ που θα παρέχει επί της επίσημης 
τιμής των ανταλλακτικών της κάθε αντιπροσωπείας. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα Θήβας (οδός Κύπρου 3, Τ.Κ. 32 200, Θήβα) ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού την 
Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012, με ώρα έναρξης την 10.00 
π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11.00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνω¬ 
ρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται 
με την άσκηση των συγκεκριμένων εργασιών, εφόσον 
διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας συνερ¬ 
γείων με τις αντίστοιχες ειδικότητες. 

Γ ια την συμμετοχή στον διαγωνισμό προσκομίζεται 
υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά, εγγύηση συμμετο¬ 
χής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% -χωρίς το ΦΠΑ- 
επί του προϋπολογισμού των εργασιών για τις οποίες 
υποβάλλεται προσφορά. 


Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης και πλη¬ 
ροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες, από το Γ ραφείο Προμηθειών 
του Δήμου, οδός Κύπρου 3, Τ.Κ. 32200, Θήβα τηλ. 2262 
350 624, Γ. Καλατζή. 

Θήβα, 8 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

-♦- 

(7) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθμ. 4099/Ε 

1. Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΕΥΑΛ», με προϋπολογισμό 100.000,00€ (χωρίς 
Φ.Π.Α) που αναλύεται σε: δαπάνη εργασιών 73.688,20€, 
γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 13.263,88€, 
απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και του 
κονδυλίου Γ.Ε. + Ο.Ε.) 13.042,81€ και αναθεώρηση 5,11€. 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 23.000,00€. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας, 
οδός Κ. Καραμανλή και Ζαφείρη, μέχρι και την 6-9 
- 2012. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22310 - 33850, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 22310 - 45015, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία Ο. Χαδούλης. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11 - 9 - 2012, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» 
του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο μητρώο εργοληπτικών επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α2 ή στην 1η ή στην 2η εντός Νομού 
τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικά. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

γ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη και 
την ισχύουσα νομοθεσία. 

δ) Με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 
το εργοληπτικό πτυχίο Α2 τάξης κατηγορίας οικοδομικά 
μπορεί να υποκατασταθεί με κοινοπραξία δύο εργολη¬ 
πτικών πτυχίων Α1 τάξης της ίδιας κατηγορίας. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.999,90 € και 
ισχύ τουλάχιστον έξη μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 
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6. Το έργο χρηματοδοτείται από Ιδιους Πόρους. Προ- 
βλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής στον 
Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 3669/08. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας. 

Λαμία, 14 Αυγούστου 2012 

Ο Προϊστάμενος Τ.Υ. 

ΔΙΟΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 


Αριθμ. 164833 

Ο Δήμος Αθηναίων διακυρύσσει ότι στις 24/08/2012 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30-11.00 π.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας τριμελούς Επιτροπής διεξαγωγής Δημοπρα¬ 
σιών του Δήμου Αθηναίων, Δημοτικό Κατάστημα Κων/ 
νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/ΝΣΗ Προμηθειών 
και Αποθηκών θα διεξαχθεί: Πρόχειρος μειοδοτικός δι¬ 
αγωνισμός για την προμήθεια Υλικών συντήρησης αυ¬ 
τόματου ποτίσματος (Σωλήνες πολυαιθυλενίου ΗΩΡΕ, 
Προγραμματιστής μπαταρίας 1 στάσης, εκτοξευτήρας 
ρορυρ οαςίθ 950θ, φρεάτια ηλεκτροβανών μικρά 30x40 
οπι, ηλεκτροβάνες άρδευσης κ.α.) για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος. 

Προϋπολογισμού: 70.747,14€ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ 23%. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 5% του ενδει¬ 
κτικού προϋπολογισμού επί της συνολικής προϋπολο- 
γισθείσης δαπάνης της προμήθειας και βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας. 

Υλικό η υλικά που δεν πληρούν τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών η γενικά είναι ακατάλληλα πρέπει να 
απομακρύνονται με δαπάνη του προμηθευτή και μέσα 
σε τακτή προθεσμία τριών (3) ημερών θα αντικαθίστα¬ 
νται από νέα υλικά. Εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω 
προθεσμία, θα έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 34 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των 
ζητούμενων ειδών. 

Πληροφορίες για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/ΝΣΗ Προμη¬ 
θειών και Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου 
Παλαιολόγου 9, τηλ.: 210 52.28.464 - 210 52.23.142 κάθε 
εργάσιμη μέρα και ώρα. 

Η δαπάνη της δημοσίευσης βαρύνει τον Προμηθευ¬ 
τή. 


Αθήνα, 14 Αυγούστου 2012 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 


-♦- 

(9) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

Αριθμ. 2/11 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ύστερα 
από την υπ’ αριθμ Συν. 17η/5.7.12 (ΘΕΜΑ 2ο) απόφα¬ 
ση του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεομένων 


Νοσοκομείων: Γ ενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝ¬ 
ΔΡΑ». Γ ενικού Νοσοκομείου - Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕ- 
ΝΙΖΕΛΟΥ» και Παθολογικού Ν.Α. Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ 
ΕΛΕΝΗ», προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο επαναληπτικό 
διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την προμήθεια πολτού (χαρτί καταγραφικού 
επιστημονικών οργάνων), για τις ετήσιες ανάγκες του 
Νοσοκομείου και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμη¬ 
λότερη τιμή στο σύνολο των ζητουμένων ειδών κάθε 
Τμήματος ξεχωριστά. 

Πιθανή δαπάνη: 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 4.9.2012, ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 - 10.30 π.μ. 

Δικτυακός τόπος (ννοό είΐο) του Νοσοκομείου νννννν. 
ίιθ3ρ-αΙθΧ3πάΓ3.9Γ για την παραλαβή της διακήρυξης 
του διαγωνισμού ΔΩΡΕΑΝ. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα και θα κατατίθενται στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (8.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.), 
όπου θα πρωτοκολλούνται. 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διάταξες του 
Π.Δ. 118/07 και του Ν. 2286/95. 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» 

Αριθμ. 3/11 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ύστερα 
από την υπ’ αριθμ Συν. 18η/18.7.12 (ΘΕΜΑ 4ο) απόφα¬ 
ση του Διοικητικού Συμβουλίου των διασυνδεομένων 
Νοσοκομείων: Γ ενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΑΛΕΞΑΝ¬ 
ΔΡΑ», Γ ενικού Νοσοκομείου - Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕ- 
ΝΙΖΕΛΟΥ» και Παθολογικού Ν.Α. Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ 
ΕΛΕΝΗ», προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο επαναληπτικό 
διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές 
για τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανο¬ 
λογικών εγκαταστάσεων κτιρίου (Ανάδειξη εξωτερικού 
συνεργείου παροχής υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων), με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Πιθανή δαπάνη: 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 21.9.2012, ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10.00-10.30 π,μ. 

Δικτυακός τόπος (ννοό είΐο) του Νοσοκομείου νννννν. 
ίιθ3ρ-3ΐθΧ3πάΓ3.9ΐ· για την παραλαβή της διακήρυξης 
του διαγωνισμού ΔΩΡΕΑΝ. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προηγού¬ 
μενη εργάσιμη ημέρα και θα κατατίθενται στο Γενικό 
Πρωτόκολλο του Νοσοκομείου (8.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.). 
όπου θα πρωτοκολλούνται. 

Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του 
Π.Δ. 118/07 και του Ν. 2286/95 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΑΛΔΑΜΗΣ 
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 

Αριθμ. 16974 

1. Το Δασαρχείο Διδυμοτείχου, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπτυξη δι¬ 
κτύου φραγμάτων για τη διευθέτηση της δράσης των 
χειμαρρικών υδάτων και διαχείρισή τους στον ορεινό 
όγκο του τρελού ρέματος Μικρού Δερείου (Γονικό)», με 
προϋπολογισμό 1.186.243,96 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία 
Χωματουργικά, με προϋπολογισμό 84.281,32 €(δαπάνη 
εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία 
Σκυροδέματα, με προϋπολογισμό 880.144,66 €. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Ανδρι- 
ανουπόλεως 1, 683 00 Διδυμό-τειχο, μέχρι τις 20-09-2012. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 25530-22204, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας: 25530-22204, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία: Κοσπαντσίδης Κωνσταντίνος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-09-2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 
6 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2η και 3η 
ανεξαρτήτως Νομού και 4η εντός Νομού (ή γειτονικού) 
στην κατηγορία υδραυλικών έργων και εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις πρασίνου (στελεχωμένες με δασολόγους ή 
τεχνολόγους δασοπονίας που είναι εγγεγραμμένοι, στο 
Μ.Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88), 
καθώς επίσης και εργολήπτες κάτοχοι πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. 
τάξης Δ' ανεξαρτήτως Νομού. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύ-ουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο, 

γ) Κοινοπραξίες Εργοληπτών Επιχειρήσεων των πε¬ 
ριπτώσεων (α) και (β) σε οποιονδήποτε συνδυασμό με¬ 
ταξύ τους υπό τους όρους του αρθρ. 16 παρ. 7 του 
Ν. 3669/2008 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 
25% της καλούμενης κατηγορίας. 

δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της του αρθρ. 16 παρ. 3 του 
Ν. 3669/2008. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.288,52 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι έξι μήνες. 


6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Προ¬ 
καταβολή δύναται να χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί 
από την Διεύθυνση Δασών Περιφερειακής Ενότητας 
Έβρου. 

Διδυμότειχο, 14 Αυγούστου 2012 

Ο Δασάρχης 
ΚΥΡΟΣ ΚΥΡΟΥΔΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ 

Αριθμ. 21424 

Ο Δήμος Ζίτσας Ιωαννίνων διακηρύττει ότι την 11η 
του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) 
στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Παλιού Δη¬ 
μαρχιακού Καταστήματος του Δήμου Ζίτσας, (Ταχ. Δ/ 
νση: Λασκαρίνας 3Α, Ελεούσα), θα διεξαχθεί με ανοιχτή 
Δημοπρασία με το σύστημα:: προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους 
ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο 
οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπλη¬ 
ρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν. 3263/04, 
Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, 
τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εργα ανάπλασης Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης, Δ.Ε. Εκάλης, του Δήμου Ζίτσας». 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 176193 και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο «Εργα ανάπλασης Τ.Κ. 
Μεταμόρφωσης Δ.Ε. Εκάλης». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 89.865.63€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

β) Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 185.103,81€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

γ) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 
245.97237€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

δ) Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπο¬ 
λογισμό 211.413,82€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
94/2011 (επικαιροποίηση) από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Ζίτσας, ανέρχεται στο ποσό των 732.355,62 
ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 
925.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Ζίτσας, Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη, Ελεούσα 
Ιωαννίνων, μέχρι τις 06 - 09 - 2012. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β'. 
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Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ,Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2, και 1η ανεξάρτητα 
έδρας και 2η τάξη έδρα Ν. Ιωαννίνων για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, στην Α2,1η και 2η τάξη ανεξάρτητα 
έδρας για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, στην Α2,1η και 
2η τάξη ανεξάρτητα έδρας για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2,1η και 2η ανεξάρτητα έδρας για 
έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσε¬ 
ων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, 
υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 
(ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 14.647,11 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Ζίτσας. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον δια- 
κοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 


Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 240 (διακό¬ 
σιες σαράντα) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγρο¬ 
τική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013» με ποσοστό 
συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από 
Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8) 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Δήμο Ζίτσας, αρμόδιος υπάλληλος 
Κέγκου Φρειδερίκη (τηλ- 26510-61308 Φαξ: 26510-62794) 
και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ζίτσας (Δεσπ. Σια- 
μπίρη, τηλ: 26510-61970 Φαξ: 26510-61971), τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Ελεούσα, 13 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΓΚΟΤΗΣ 
-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθ. οικ. 02/4176 

1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας 
- Θράκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανά¬ 
θεση του έργου «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ”, προϋπολογισμού: 97.560,72 + 22.439,03 Φ.Π.Α. 
= 120.000,00 €. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη 
κατηγορία εργασιών: 

Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 96.766,72€ 
(χωρίς δαπάνη αναθεώρησης και ΦΠΑ). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, Δ.Τ.Ε. 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, οδός Εθνικής Αντί¬ 
στασης 20, Τ.Κ. 65110 ΘΒ, μέχρι και την 30-08-2012. Η δι¬ 
ακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β'. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2510291310, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2510291310, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία 
Παγώνη Φωτεινή και Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04-09-2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα ΙΟπ.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ.Τ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, 
στην Καβάλα, οδός Εθνικής Αντίστασης 20 -Διοικητήριο, 
3ος όροφος, Γραφείο 337-338 (τηλ. 2510291337) ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των 
επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με την παρ. 
β του άρθρου 4 και με το άρθρο 6 του Ν. 3669/08. 
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4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί 

• Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρή¬ 
σεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α2 ή 1η (ΠΡΩΤΗ) τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανεξαρτήτως έδρας ή 2η (ΔΕΥΤΕΡΗ) 
τάξη που έχουν έδρα το Νομό Καβάλας ή έχουν δηλώσει 
στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ ως δεύτερη έδρα τον 
νομό Καβάλας, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια 
κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επι¬ 
χείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με 
ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κα¬ 
τηγορίας. 

• Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ.10 του 
άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)(αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 


Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.935,34 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από 
την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή τουλάχιστον 
μέχρι 04-04-2013. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι (6) μήνες από την ημέρα διεξαγωγής του δι¬ 
αγωνισμού. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Δημοσίων 
Επενδύσεων του Προγράμματος Εργων της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έτους 2012(ΚΑΠ /2012) 
Κ.Α. 122002031. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ανατολικής Μα¬ 
κεδονίας - Θράκης. 

8. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργη- 
θεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη 
νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνι¬ 
σμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπο¬ 
ρεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις. 

Καβάλα, 7 Ιουλίου 2012 
Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ 
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